COMUNE DIMARACALAGONIS 

Provincia di'Cagliari 

& -k •?; 

DELIBERAZIONE BELLA GLUNTA COMUNALE 



N° 179 



Data 16.11.2004 



LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PERDUE DELLA 
RETE IDRJCA URBANA DELLA FRAZIONE DI TORRE DELLE 
STELLE « - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - 

ESECUT1VO. 



L'anno duemilaquattro il giomo sedici del mese di novembre alle ore 13.30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale si e riunita nelle persone 
appresso indicate: 



SINDACO 



ASSESSORE 



FADDA MARIO 



SERRA GIOVANNA MARIA 



FALQUI FABIO 



PIU SEVERING) 



GHIRONI SEBASTIANO 



CORONA SISTO 



GHIRONI FABIANO 



PRESENTI 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



ASSENTI 



Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Mariolino Cortis 

II Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li 

invita a deliberare sulla proposta di seguito delineata. 

ILRESPONSABILEDELSERVIZLO 

Lavori Pubblici - Servizi Tecnologici- Urbanislica - Gestione del Suolo e del Territorio 

PREMESSO 

- che nella Frazione Urbana costiera delta Lottizzazione Torre delle Stelle , e presente un 
impianto di dislribuzione delta rete idrica interna la quale, causa la vetusta e I'titilizzo di 
materiali soggetti a particolare usura, oltre che la mancanza di adeguali interventi di 
manutenzione e adeguamento, si trova attualmente in cattivo stato di conservazione, 
compromettendone difatto il regolare funzionamento; 

- che nell'ambito dei finanziamenti disposti dalla Regione Sardegna, al fine di porre rimedio alia 
succitata situazione delta lottizzazione Torre delle Stelle, sussiste la possibility di parlecipare al 
P.O.T. - Programma Operativo Triennale 2004-2006 -SeFVizioTdrico Integrato - annualita 2004 

- Obiettivo I - Efficientamento delle reti di dislribuzione idrica; 

- che nell'ambito dei sopraccitati finanziamenti VAmministrazione Comunale intende avviare le 
opere di RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PERDITE DELLA RETE IDRICA URBANA DELLA 
FRAZIONE DI TORRE DELLE STELLE; 

-che al fine di poter richiedere il finanziamento suddetto occorre approvare preventivamente ed 
allegare alia relativa istanza il Progetto Esecutivo delle opere; 

CONSIDERATO che al fine di accedere al succitato finanziamento, in previsione 
dell'inoltro delle opportune richieste alia competent e Amministrazione Regionale , giusta 
Determinazione del Servizio LL.PP. - SS.TT. n. 319 del 13-10-2004 , si e disposto Vaffidamento 



dell'incarico della progettazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PERDITl 
DELIA RETE IDRICA URBANA DELLA FRAZIONE DI TORRE DELLE STEELE, al libert 
professionista : Ing. Andrea Ritossa , nato a Cagliari il 09-09-1972 , C.F: RTS NDR 72P0< 
B354L, iscritto alVAlbo Professionak degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4109 d 
matricola, residente in Cagliari , Via Palestrina n. 72; 

PRESO ATTO die con la succitata Determinazione e stata approvata la Convenzione 
regolante i rapporti tra VAmministrazione Comunale e I' affldatario del servizio , dalla quale s 
evince che nulla sard dovuto al professionista incaricato finche I 'opera non abbia ottenuto tutte h 
approvazioni di rito ed il relativo finanziamento , in ottemperanza alia sentenza n, 247 del 09-01 
2001 della Corte Suprema di Cassazione , in materia di prestazioni a compenso incerto; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 173 del 26-10-2004, con la quale e state 
approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Eurt 
4. 250. 000, 00 , di cui Euro 3.309. 449, 71 per lavori da porsi a base di gara, ed Euro 940. 550, 29 h 
somme a disposizione dell'Amministrazione; 

CONSIDERATO che il succitato professionista, in or dine all'incarico affidatogli , h 
predisposto ora il progetto defmitivo-esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E RECUPERC 
PERDLTE DELLA RETE IDRICA URBANA DELLA FRAZIONE DI TORRE DELLE STELLE 
dell'importo complessivo di Euro 4.250.000,00 , di cui Euro 3.253.267,87 per lavori da porsi < 
base di gara, oltre Euro 88.581,84 per oneri attuazione piani di sicurezza, da realizzars 
subordinatamente all'ottenimento dei relativi finanziamenti, ed Euro 908.150,29 le somme t 
disposizione dell 'A mm inistr azione; 

VISTO I'allegato Progetto Definivo ed Esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE 1 
RECUPERO PERDUE DELLA RETE IDRICA URBANA DELLA FRAZIONE DI TORRE DELLl 
STELLE, dell'importo complessivo di Euro 4.250.000,00, di cui il seguente quadro economic 
riassuntivo:- 

1) Lavori a base d'asta Euro 3.253.267,87 

2) Oneri attuazione piani di 

Sicurezza Euro 88.581,84 

3) Somme a disposizione dell'Amm. Euro 908.150,29 

COSTO COMPLESSIVO DELL 'OPERA~ "^TTBftOOaOO ~ 



RITENUTO opportuno approvare in linea tecnica il succitato Progetto Defmitivo - Esecutivc 
quale iniziale azione propedeutica per le relative richieste di finanziamento e successive 
realizzazione; 

Consider ato che il progetto presentato ha valor e di Progetto Preliminare ai sensi dell 'art. h 
della legge 11 fehbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni , e ai sensi dell'art. 25 e 35 de 
D.P.R, 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione delle legge quadro LLPP.); 

PROPONE 

Diprendere atto che La narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del present 



atto; 



- Dare atto che e volonta di questa Amministr azione Comunale partecipare al P.O.T. 
Programma Operativo Triennale 2004-2006 - Servizio Idrico Integrate - annualita 2004 
Obiettivo 1 - Efficientamento delle reti di distribuzione idrica, al fine dell 'ottenimento dt 



finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere di RIQUALIFICAZIONE E RECUPFRO 
PERDIM vbELLA RETEIDRICA URBAN A BELLA FRAZIONE DI TORRE DELLE STEELE; 

- Di approvare il Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E 
RECUPERO PERDITE DELLA RETE IDRICA URBANA BELLA FRAZIONE DI TORRE DELLE 
STELLE , dell'importo complessivo di Euro 4.250.000,00, di cut Euro 3.253.267,87 per lavori a 
base d'asta, oltre Euro 88.581,84 per oneri attuazione piani di sicurezza, da realizzarsi 
subordinatamente all 'ottenimento dei relativi finanziamenti ; 

- Dare atto che Vapprovazione del succitato progetto definitivo - esecutivo non comporta 
alcun impegno odonere economico a carico dell'Amministrazione Comunale; 

- Di dare mandato al legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale, affinche 
provveda all'inoltro della allegata istanza di finanziamento alia R.A.S. , per an importo 
complessivo di Euro 4.250.000,00, allegando il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Andrea Ritossa 
, inpremessa meglio generalizzato. 

- Di render e lapresente , attesa I'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art. 134, 
comma 4° del Becreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

- Bi rinviare successivamente alia esecutivitd della presente , gli ulteriori e successivi 
prowedimenti, a cura dei competenti responsabili dei servizi. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizi sotto l'aspetto della 
regolarita tecnica, espresso ai sensi delPart. 49 della decreto legislativo 18 aeosto 
2000, n° 267; 

UNANIME DELIBERA 

- In conformita alia suesposta proposta, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

- di rendere la presente, attesa I'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 



Letto, approvato e sottoscritto 



IL PRESIDE NTE 
Rag. < M4rMFmIda 




IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott Mariolino Cortis 




Si certifica che copia della presents deliberazione e stata affissa in pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Commie per n. 15 giorni consecutivi dal ' ' """ 2004 p ro t 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Cortis 





pared ai semi delVart 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

Per la regolarita tecnica esprime parere favorevole 
Data 15.1 1.2004 

II Responsabile del Servizio 
F.to C. Mei 

Per la regolarita contabile: parere non necessario 
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